المملكة العربية السعودية ٍ 
لرقم 


tee. cee 
. وزاره التعليم ا التاريخ‎ 
: إدارة التعليم بمحافظة صبيا وزارة التعليم المرفقات‎ 


إدارة شؤون المباني- الاإشراف والتنفيذ 


ات الفشروع اعمال مدرسة طناطن والغاوية الابتدانية (بنين) رقم المناقسة ٠‏ 
نموذج المشروع إدارةتعليسم . - 
قيمه عفد المشروع BA E Eh‏ : رال اسم المقاول للمقاولات العامة 
موقع المشروع صبیا تاريخ تسليم الموقع  PITA‏ 
مدة المشروع ۰ یوما تاريخ نهاية العقد  SEA SAI‏ 
أنه في يوم الاحد الموافق ٠٤١۹ / ٠۷/١١‏ هو بناء على خطاب تشكيل لجنة لاستلام العملية بعالية استلأما 
مبدئيا اجتمعت اللجنة المكونة من ٠“‏ 
مدير شؤون المباني : م/ علي بن محمد الحازمي رئیساً 
رئيس قسم التشغيل والصيانه :م.م / ضيف اله موکلي عضوا 
المهندس المشرف : ٥.م/‏ ابراهيم زائري عضوا 
مهندس الكهرباء : م / محمدالشيخ عضوا 
مندوب المقاول : م / احمد جلال مندوب المقاول 


وقد اطلعت اللجنة على محضر المعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من ادارة التعليم بنهاية مدة المشروع 
والمتضمن قابلية المشروع المذكور أعلاه للاستلام الابتدائي وقد قامت اللجنة بالوقوف على المشروع بالطبيعة 
وبالاطلاع على المخططات والشروط والمواصفات رأت اللجنة بان الأعمال المنفذة مطابقة للمواصفات ولا مانع 
من الاستلام ألابتدائي للمشروع ٠‏ 


وعلية جرى التوقيع 


